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प्रस्तावना :- 


सध्या राज्यात केंद्र शासन व राज्य शासनाच्या संयुक्‍त विद्यमाने जल जीवन Pars कार्यक्रम 
सन २०२०-२०२४ या कालावधीत राबविण्यात येत आहे. या कार्यक्रमांतर्गत “हर घर नल से Aes” TT 
उद्देशाने ग्रामीण भागातील सर्व कुटुंबांना वैयक्तिक कार्यात्मक नळ जोडणीद्वारे पाणी पुरवठा करण्यात 
येतो. या कार्यक्रमाच्या उद्देशानुसार राज्यातील ग्रामीण भागात नळ पाणी पुरवठा योजनेची कामे हाती 
घेण्यात आली आहेत अथवा प्रस्तावित आहेत. तथापि, राज्यातील अनेक गावे/ वाड्या, दुर्गम डोंगराळ 
भाग, आदिवासी क्षेत्र हे उन्हाळ्यात पाण्याचा ताण असलेल्या क्षेत्रात असल्यामुळे या गावांमध्ये 
कार्यात्मक कुटुंब नळ जोडणी द्वारे पाणी पुरवठा करण्यासाठी पर्यायी उपाय योजनांची आवश्‍यकता 
आहे. 


राज्यामध्ये सन २००२ ते २००९ या कालावधीत शिवकालीन पाणी साठवण योजना 
राबविण्यात आली आहे. या योजनेंतर्गत उन्हाळ्यात पिण्याच्या पाण्याची समस्या असलेल्या गावांमध्ये 
पावसाचे पाणी साठवणूक करण्याच्या व स्रोत बळकटीकरणाच्या योजना हाती घेण्यात आल्या होत्या. 
या योजनेअंतर्गत हाती घेण्यात आलेल्या उपाययोजनांद्वारे अनेक गावांच्या उन्हाळ्यातील पिण्याच्या 
पाण्याच्या समस्या यडास्वीपणे सोडविण्यात आल्या आहेत. याच धर्तीवर केंद्र शासनाद्वारे इतर 
राज्यात देखील स्रोत बळकटीकरणाच्या योजना हाती घेण्यास प्रोत्साहन दिले आहे. 


राज्याची विशिष्ट भौगोलिक व भुस्तरीय रचना तसेच पर्जन्यमानात असलेली मोठी तफावत 
या बाबींमुळे राज्याचे सुमारे ४२.५ टक्के क्षेत्र (१७३ तालुके) हे अवर्षण प्रवण क्षेत्र आहे. राज्याची 
भुस्तरीय रचना (Geology), भौगोलिक परिस्थिती व भुपृष्ठीय पाण्याचे स्रोत यामुळे ग्रामीण भागातील 
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सुमारे ८०% पेक्षा अधिक योजना दरवर्षी पुनर्भरीत होणाऱ्या भुजलावर आधारीत आहेत. भुस्तरीय 
रचनेमुळे अनेक भागात भूजल उपलब्धता देखील हंगामी असते (पावसाळा व हिवाळ). त्यामुळे 
राज्यातील अनेक गावांमध्ये पिण्याच्या पाण्याचा ताण (Water Stress) निर्माण होतो व त्यामुळे अनेक 
गावे वाड्या-वस्त्यांना अशा कालावधीत व लीन काळावधीत (Lean Period) पिण्याच्या पाण्याच्या 
उपलब्धतेची समस्या दिसून येते. अज्ञा गावांना पुरक उपाय योजनांद्वारे तात्पुरता पाणी पुरवठा 
करण्यात येतो. तथापि, यामुळे शाश्वत पाणी पुरवठ्याचा उद्देश साध्य होत नाही किंवा पाण्याचा ताण 
असलेल्या भागातील ग्रामीण जनतेस नियमित पिण्याचे पाणी उपलब्ध होत नाही. राज्यामध्ये 
पडणाऱ्या एकूण पावसाच्या पाण्यापैकी सुमारे ७०% पाणी हे वाहून जाणारे पाणी (Surface Run-off) 
व बाष्पीभवन या माध्यमातून निघून जाते. या वाहून जाणाऱ्या पाण्याची उन्हाळ्यात पिण्याच्या पाण्याचा 
ताण असलेल्या गावांची समस्या सोडविण्याकरिता “कॅच द रेन (Catch The Rain)” या तत्वावर 
वापर करण्याची आवश्‍यकता आहे. 


उन्हाळ्यात सुमारे ३ महिने आणि विशिष्ट भौगोलिक परिस्थितीमुळे पिण्याच्या पाण्याची 
समस्या असणाऱ्या अशा गावे /वाड्या/वस्त्यांना पिण्याचे पाणी साठवणूक करुन वापरण्यासाठी 
साठवण टाकी सारख्या उपाय योजना राबविण्याकरिता धोरण निश्चित करण्यासाठी संचालक, भूजल 
सर्वेक्षण आणि विकास यंत्रणा यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती गठीत करण्यात आली होती. या समितीने 
दिलेल्या अहवालानुसार, राज्यात यापुर्वी राबविण्यात आलेल्या शिवकालीन पाणी साठवण योजना 
तसेच जलस्वराज्य-२ कार्यक्रमांतर्गत पाण्याचा ताण असलेल्या गावे/वाड्या-वस्त्यांकरिता 
उन्हाळ्यात पिण्याचे पाणी उपलब्ध करुन देण्यासाठी राबविण्यात आलेल्या विविध पद्धतीच्या 
साठवण टाक्यांच्या योजनांप्रमाणे उपाययोजना हाती घेण्याची शिफारस करण्यात आली आहे. या 
समितीच्या अहवालास अनुसरुन, जल जीवन PRM कार्यक्रमांतर्गत उन्हाळ्यात पाण्याचा ताण 
जाणवणाऱ्या गावांना तसेच हंगामी भूजल उपलब्धता असलेल्या छोट्या गावे, वाड्या-वस्त्यांना 
उन्हाळ्यात शाश्वतरित्या पिण्याचे पाणी उपलब्ध करुन देण्यासाठी पाऊस पाणी संकलनासाठी 
साठवण टाक्यांच्या योजना तसेच स्रोत बळकटीकरणाच्या योजना हाती घेऊन शिवकालीन पाणी 
साठवण योजना सुधारीत स्वरुपात पुनरजिवित करण्याचे प्रस्तावित आहे. यापैकी ala 
बळकटीकरणासाठी हाती घ्यावयाच्या उपाय योजनांसाठी स्वतंत्र मार्गदर्शक सुचना प्रसिद्ध करण्यात 
येणार आहेत. उन्हाळ्यात पाण्याचा ताण जाणवणाऱ्या गावे, वाड्यांकरिता पाऊस पाणी 
संकलनासाठी साठवण टाक्यांच्या उपाययोजना राबविण्याकरिता मान्यता देण्याची व 
अंमलबजावणीकरिता मार्गदर्शक सुचना प्रसिद्ध करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय :- 


उन्हाळ्यातील ३ ते ४ महिने आणि अन्य कारणांमुळे काही विशिष्ट कालावधीत पाण्याचा ताण 
(Water Stress) जाणवणाऱ्या राज्यातील गावे / वाड्या-वस्त्या यांच्याकरिता पाण्याची साठवणूक 
करुन ताण (Stress Period) असलेल्या कालावधीत पिण्याचे पाणी उपलब्ध करुन देण्यासाठी जल 
जीवन Fam कार्यक्रमांतर्गत उपाययोजना राबविण्याकरिता “स्व.मीनाताई ठाकरे ग्रामीण पाणी 
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साठवण योजना” या नावाने सर्वसमावेशक योजना राबविण्यास शासन मान्यता देण्यात येत आहे. या 
योजनेच्या मार्गदर्शक सुचना पुढीलप्रमाणे आहेत :- 


७» स्व. मीनाताई ठाकरे ग्रामीण पाणी साठवण योजनेंतर्गत प्रस्तावित योजना ह्या प्रामुख्याने 
प्रत्यक्ष पाण्याचा ताण असलेल्या कालावधी करिता आहेत. 


७ या उपाययोजना मुळ योजनेस पुरक योजना म्हणून घेण्यात याव्यात. 


© योजनांकरीता स्रोत म्हणुन पावसाचे पाणी, झरे, पाझर इत्यादी घेणे आव्यक राहील. पुर्णपणे 
भूजल आधारीत योजना घेण्यात येऊ नयेत. 


«७ सरासरी किंवा त्यापेक्षा कमी पर्ज्यन्यमान असलेल्या क्षेत्रात भूजल आधारीत योजना करणे 
आव्यक असल्यास, ओढा किंवा नदी काठच्या सार्वजनिक विहिरीतून पावसाळ्यादरम्यान 
वा लगतच्या कालावधीतून पाझरणाऱ्या पाण्यातून साठवण टाकी भरळी जाईल अशी व्यवस्था 
करण्यात यावी. 


« साठवून ठेवलेले पाणी पिण्यास वापरण्याकरीता ग्रामस्थांची जनजागृती व क्षमता बांधणी 
मोठ्या प्रमाणात व सातत्याने करावी. 


© या योजना प्रामुख्याने अतिदुर्गम क्षेत्रातील, डोंगराळ भागातील, अदिवासी क्षेत्रातील तसेच 
DPAP व पाण्याचा ताण असलेल्या क्षेत्रातील गावांकरिता घेण्यात याव्यात. 


स्व. मीनाताई ठाकरे ग्रामीण पाणी साठवण योजनेंतर्गत हाती घ्यावयाच्या उपाययोजना - 


१) मेटॅलीक पद्धतीच्या साठवण टाक्या. 

2) फेरोसिमेंट अथवा आर.सी.सी. सिमेंटच्या साठवण टाक्‍या. 

३) जलकुंभ / साठवण टाक्‍या. 
) 
) 
) 


पावसाचे पाणी / झरा आधारीत साठवण तलाव (पाणी तळे). 
फेरोसिमेंटच्या छोट्या टाक्या (पागोळी विहिर). 
बंद असलेली भुमीगत साठवण टाकी. 


ee 


4 
& 


वरिल अ.क्र.१ ते ४ येथे दर्शाविण्यात आलेल्या उपाययोजना ह्या साधारणत: किमान ५० ते 
कमाल ५०० पर्यंत लोकसंख्या असलेल्या गावे/ वाड्या/ वस्त्यांकरिता घेण्यात याव्यात. ५० पेक्षा कमी 
लोकसंख्या असलेली गावे/ वाड्या/ वस्त्यांमध्ये wed अ.क्र. ५ व ६ येथे नमूद केलेल्या 
उपाययोजना हाती घ्याव्यात. हाती घ्यावयाच्या उपाययोजनांमधीळ पाण्याच्या टाकीची क्षमता ही 
संबंधीत गाव/ वाडी/ वस्तीच्या लोकसंख्येवर आधारित असावी. 


पावसाळ्यामध्ये सहजपणे उपलब्ध होणारे शुद्ध व स्वच्छ पाणी, उन्हाळ्यापर्यंत सामुदायिक 
साठवण टाकीत / जलकुंभात साठवूण ठेऊन, दैनंदीन वितरणाच्या टाकीद्वारे अथवा थेट 
अस्तित्वातील वितरण व्यवस्थेस जोडून, निर्जंतुक करुन, पाण्याचा ताण असलेल्या कालावधीमध्ये, 
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लोकसहभागातून उपलब्ध करुन देण्यात यावे. या प्रकारच्या योजना हाती घेण्यासाठी योजनांचे 
सविस्तर विवरण स्वतंत्र परिशिष्ट (परिशिष्ट १, २, ३ व ४) मध्ये देण्यात आले आहेत. 


पाण्याचा ताण असलेल्या गावाच्या गरजेनुसार साठवण तलाव करण्याची आवश्‍यकता 
असल्यास योग्य त्या आकारमानाचा साठवण तलाव घेऊन पावसाचे पाणी किंवा झरा या स्रोतातून 
त्यात पाणी साठवून ठेवण्यात यावे. अशा तलावांमध्ये Hous प्रतीच्या पॉलीइथीळलीन पेपरचे 
आच्छादन टाकण्यात यावे. या बाबतच्या योजनांच्या अंमलबजावणीसाठी स्वतंत्र मार्गदर्शक सुचना 
देण्यात येतील. 


स्व. मीनाताई ठाकरे ग्रामीण पाणी साठवण योजनेंतर्गत गाव निवडीचे निकष - 


तहसीलदार यांनी प्रमाणित केलेली टँकरद्वारे पाणी पुरवठा करण्यात येणारी गावे /वाड्या/ 
वस्त्या. 
भौगोलिक दृष्टीने डोंगराळ / दुर्गम / अतिदुर्गम भागातील असे जिल्हा परिषदेतील 
भूवैज्ञानिक आणि गट विकास अधिकारी यांनी संयुक्‍तपणे प्रमाणित केलेली गावे किंवा वाड्या- 
वस्त्या. 


Ee) 
~~ 


= 


AN 
~~ 


आदिवासी उप-योजना (TSP) तालुक्‍यातील गावे. 


याव्यतिरिक्त इतर कोणत्याही ठिकाणी जिल्हाधिकारी व मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा 
परिषद यांनी संयुक्‍तपणे प्रमाणित केलेली विशिष्ट गावे, वाड्या/वस्त्या, तांडे. 


ce 


योजनेसाठी जागेची उपलब्धता - 


योजनेच्या अंमलबजावणीसाठी आवश्यक जागा उपलब्ध करुन देण्याची जबाबदारी 
ग्रामपंचायतीची राहील. जागेची उपलब्धता निश्चित झाल्यानंतरच योजनेची अंमळबजावणी हाती 
घेण्यात यावी. 


योजनेची तांत्रिक मान्यता - 


स्व. मीनाताई ठाकरे ग्रामीण पाणी साठवण कार्यक्रमांतर्गत हाती घ्यावयाच्या 
उपाययोजनांकरीता पुढील तक्त्यात दर्शविल्याप्रमाणे संबंधित सक्षम प्राधिकाऱ्याकडून तांत्रिक 
मान्यता देण्यात येईल. 


अ.क्र. पदनाम तांत्रिक मान्यतेची क्षमता 
१ | उप अभियंता, ग्रामीण पाणी पुरवठा विभाग, जिल्हा परिषद | रु. १५.०० लक्ष पर्यंत 
२ । कार्यकारी अभियंता, ग्रामीण पाणी पुरवठा, जिल्हा परिषद । रु. १५.०० लक्ष हून अधिक 
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योजनेची प्रशासकीय मान्यता - 


स्व. मीनाताई ठाकरे ग्रामीण पाणी साठवण कार्यक्रमांतर्गत हाती घ्यावयाच्या 
उपाययोजनांकरीता पुढील तक्त्यात दर्शविल्याप्रमाणे संबंधित सक्षम प्राधिकाऱ्याकडून प्रशासकीय 
मान्यता देण्यात येईल. 


अ.क्र. पदनाम प्रशासकीय मान्यतेची क्षमता 
ग्रामपंचायत रु. १५.०० लक्ष पर्यंत 
2 | FI कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद | रु. १५.०० लक्ष हून अधिक 


(१ या उपाययोजना हाती घेण्यासाठी निधीच्या उपलब्धतेनुसार संबंधित यंत्रणेने प्रशासकीय 
मान्यतेबाबत कार्यवाही करावी. निधी उपलब्धतेबाबतची सविस्तर कार्यवाही स्वतंत्रपणे 
“निधीची उपलब्धता” या घटकाखाली दर्शविली आहे. 


(२) ग्रामपंचायत स्तरावर प्रशासकीय मान्यता द्यावयाच्या योजनांच्या बाबतीत प्रशासकीय 
मान्यतेचे आदेश ग्राम विकास अधिकारी (ग्रामसेवक) व सरपंच यांच्या संयुक्‍त स्वाक्षरीने 
निर्गमित करण्यात यावेत. जिल्हा परिषद स्तरावर प्रशासकीय मान्यता दिलेल्या योजनांच्या 
बाबतीत प्रशासकीय मान्यतेचे अधिकार मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद यांच्या 
स्वाक्षरीने निर्गमित करावेत. 


(३) या कार्यक्रमांतर्गत हाती घ्यावयाच्या उपाययोजना अन्य कोणत्याही कार्यक्रमामध्ये समाविष्ट 
असणार नाहीत, याची खात्री करण्याची जबाबदारी संबंधित प्रशासकीय यंत्रणेची असेल. 


(४ या प्रकारच्या उपाययोजना ह्या मूळ योजनेला स्वतंत्र पुरक योजना (Stand Alone 
Scheme) म्हणून करण्यात येत असल्याने या पुरक भागाकरिता दरडोई निकष विचारात 
घेण्याची आवश्‍यकता नाही. तसेच या पुरक भागाचे वेगळे अंदाजपत्रक तयार करण्यात यावे 
व तांत्रिक आणि प्रशासकीय मान्यता वर नमूद केलेल्या अधिकारानुसार देण्यात यावी. 


(५) या कार्यक्रमांतर्गत नमूद उपाययोजनांना सक्षम प्राधिकाऱ्याची तांत्रिक मान्यता प्राप्त 
झाल्यानंतरच प्रशासकीय मान्यता देण्यात येईल. प्रशासकीय मान्यतेसाठी प्रस्ताव सादर 
करताना उपाययोजनेचा सविस्तर प्रकल्प अहवाल, अंदाजपत्रक व तांत्रिक मान्यतेच्या 
आदेशाची प्रत सादर करणे अनिवार्य राहील. 


योजनांची अंमलबजावणी - 


स्व. मीनाताई ठाकरे ग्रामीण पाणी साठवण कार्यक्रमांतर्गत हाती घ्यावयाच्या 
उपाययोजनांची अंमलबजावणी करण्याचे अधिकार पुढील तक्त्यात दर्शविल्याप्रमाणे संबंधित सक्षम 
प्राधिकरणाला राहतील. 
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अ.क्र. पदनाम अंमलबजावणीचे अधिकार 


ग्रामपंचायत रु. १५.०० लक्ष पर्यंत 


जिल्हा परिषद रु. १५.०० लक्ष हून अधिक 


या उपक्रमान्वये प्रस्तावित योजनांची अंमळबजावणी जल जीवन कार्यक्रमाच्या मार्गदर्शक 


सुचनांनुसार वरील सक्षम प्राधिकाऱ्यामार्फत करण्यात येईल. 


१, 


uy, 


या उपाययोजनांची अंमलबजावणी करण्यासाठी पात्र गावे/ वाड्या/ वस्त्या, तांडे इत्यादींची 
संपूर्ण गट निहाय (Block-wise) यादी तयार करावी. त्यास ग्राम पाणी पुरवठा व स्वच्छता 
समितीची मान्यता घेण्यात यावी. तदनंतर निवड केलेल्या गावांची यादी जिल्हाधिकारी 
यांच्या अध्यक्षतेखालील तसेच पालकमंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखालील जिल्हा समितीमध्ये मंजूर 
करुन घेण्यात यावी. या गावांचा MATa वार्षिक कृती आराखड्यामध्ये करण्यात यावा. या 
उपाययोजनांची अंमलबजावणी करणे फारच गरजेचे असल्यास, जिल्हाधिकारी यांच्या 
अध्यक्षतेखालील जिल्हा समितीच्या मान्यतेने उपाययोजना हाती घेण्यात याव्यात. 
पालकमंत्री यांच्या अध्यक्षतेखालील समितीची तसेच पुढील मान्यता ह्या कार्योत्तर घेण्यात 
याव्यात. 


योजनांच्या पाण्यासाठीचा स्रोत म्हणून पावसाचे पाणी, झरे, पाझर इत्यादींना प्राधान्य 
देण्यात यावे. सरासरी किंवा त्यापेक्षा कमी पर्ज्यन्यमान असलेल्या क्षेत्रात भूजल आधारीत 
योजना करणे आवश्‍यक असल्यास, ओढा किंवा नदी काठच्या सार्वजनिक विहिरीतून 
पावसाळ्यादरम्यान वा लगतच्या कालावधीतून साठवण टाकी भरली जाईल अशी व्यवस्था 
करण्यात यावी. 


भूजल आधारीत स्रोत असलेल्या योजनेतील aaa, योजना हाती घेण्यापुर्वी तसेच 
अंमलबजावणीनंतर, नियमित पाणी गुणवत्ता तपासण्यात यावी. सर्व योजनांमध्ये 
निर्जतुकीकरणाची व्यवस्था करण्यात यावी. 


जल जीवन कार्यक्रमाचा उद्देश हर घर नल से जल असा असल्यामुळे घरगुती नळ जोडण्या 
देणे अपेक्षित आहे. त्याकरिता साठवण टाक्या / जलकुंभातील पाण्याच्या वितरणासाठी या 
योजना अस्तित्वातील वितरण व्यवस्थेस जोडण्यात याव्यात अथवा दैनंदीन वितरणाच्या 
टाकीस वितरण व्यवस्थेस जोडण्यात याव्या व त्याद्वारे उन्हाळ्यात पाणी वितरीत करण्यात 
यावे. आवश्‍यकता असल्यास अतिरिक्‍त वितरण व्यवस्था या योजनेत समाविष्ट करण्यात 
यावी. 


या योजनांद्वारे साठवणूक केलेल्या पाण्यास मर्यादा आहेत, त्यामुळे वितरण व्यवस्थेत कुठेही 
पाण्याची गळती होणार नाही याची काळजी घेणेत यावी. गावातील सर्व नळ जोडण्यांना 
तोट्या असल्याची खात्री करण्यात यावी. या गावे / वाड्यांमध्ये आवश्‍यकतेनुसार पाणी 
सोडणे व बंद करणे इत्यादीसाठीची नियमित यंत्रणा निर्माण करण्यात यावी आणि 
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ग्रामस्थांना पाण्याचा ताळेबंद, साठवणूक केलेले पाणी काटकसरीने वापरणे, पाणी वाया 
जाऊ नये म्हणून घ्यावयाची काळजी या बाबत जनजागृती करण्यात यावी. 


६. मेटॅलिक टँक पध्दतीच्या योजनांकरिताचे टाईप इस्टीमेट परिशिष्ट ५ मध्ये देण्यात आले 
आहे. योजनांचे अंदाजपत्रक तयार करण्यासाठी महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरणाकडील DSR 
चा वापर करण्यात यावा. 


७. प्रशासकीय मान्यतेनंतर योजनांची अंमलबजावणी जल जीवन area मार्गदर्शक 
सुचनांनुसार करण्यात यावी. योजना अंमलबजावणीचा कालावधी ४ ते ६ महिन्यांपर्यंत 
स्थानिक परिस्थितीनुसार देण्यात यावा. 


८. या उपक्रमानुसार हाती घ्यावयाच्या उपाय योजना या किमान २० लि. प्रति दिवस प्रति 
माणसी या क्षमतेच्या बांधण्यात याव्यात. मात्र या गावांमध्ये अस्तित्वातील योजना, भूजल 
बळकटीकरणाच्या योजना, स्रोत बळकटीकरणाच्या योजना पाण्याचे व्यवस्थापन इत्यादी 
उपाय योजना करुन ५५ लि. प्रति दिवस प्रति माणसी हा निकष साध्य होईल याची 
खबरदारी घ्यावी. 


९. योजनेमध्ये पंप बसविण्याची आवश्‍यकता असल्यास प्राधान्याने सौर उर्जवर आधारीत पंपाचा 
समावेश करण्यात यावा. 


पाणी गुणवत्ता तपासणी - 


झरा अथवा भूजल स्त्रोत असल्यास aa निवडण्यापुर्वी व त्यानंतर त्यांची नियमित पाणी 
गुणवत्ता तपासण्यात यावी. साठणूक केलेल्या पाण्याची नियमित तसेच उन्हाळ्यात पाणी वितरीत 
करण्यापुर्वी पाणी गुणवत्ता तपासणी करण्यात यावी. प्रचलित पद्धतीप्रमाणे पाणी गुणवत्ता 
तपासणीसाठी पाण्याचे नमुने उपविभागीय प्रयोगशाळेत जलसुरक्षाकांमार्फत पोहचविण्याची 
जबाबदारी ग्रामपंचायतीची राहील. उपविभागीय प्रयोगशाळांनी नियमित पद्धतीने तपासणी करुन 
पाणी गुणवत्ता अहवाल ग्रामपंचायतीस निशुल्क उपलब्ध करुन द्यावा. 


योजनांची देखभाल दुरुस्ती - 


स्व. मीनाताई ठाकरे ग्रामीण पाणी साठवण कार्यक्रमांतर्गत राबविण्यात आलेल्या योजना 
व्यवस्थित सुरु ठेवणे, साठवण टाकी नियमित भरणे, उपलब्ध पाण्याचा नियोजनबद्ध पद्धतीने वापर 
करणे व योजनांची देखभाल दुरुस्ती करणे इत्यादीची जबाबदारी संबंधित ग्रामपंचायतीची राहील. 
योजनेकरिता देखभाल दुरुस्तीचा खर्च कमी अपेक्षित असला तरीही, प्रचलित दरानुसार योजनेच्या 
देखभाल दुरुस्तीकरीता पाणी पट्टी वसुळीची तरतूद करण्यात यावी. योजनेच्या देखभाल दुरुस्ती 
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करीता स्थानिक पातळीवर पाणी व स्वच्छता समिती किंवा जलसुरक्षक यांची क्षमता बांधणी करण्यात 
यावी. 


राबविण्यात आलेल्या योजना व्यवस्थित सुरु आहेत किंवा नाही, साठवण टाकी नियमित 
भरणे, उपलब्ध पाण्याचा नियोजनबद्ध पद्धतीने वापर व योजनांची देखभाल दुरुस्ती याबाबत तालुका 
स्तरावरुन नियमित आढावा घेण्यात यावा. त्याकरिता संबंधित तालुक्याचे गटविकास अधिकारी 
आणि उपविभागीय कार्यालयाचे उपअभियंता यांची या बाबींची नियमीत देखरेख करण्याची, आढावा 
घेण्याची व ग्रामपंचायतींना आवऱ्यक ते मार्गदर्शन करण्याची जबाबदारी राहील. 


क्षमता बांधणी व जनजागृती - 


स्व. मीनाताई ठाकरे ग्रामीण पाणी साठवण कार्यक्रमांतर्गत उपाय योजना हाती घेण्यापुर्वी 
गावातील पाण्याचा ताळेबंद, स्रोत बळकटीकरण, भुजळावर पडणारा ताण कमी करण्यासाठी 
करावयाच्या उपाययोजना, साठवणूक केलेल्या पाण्याचा वापर व त्याचा काटकसरीने व नियोजनबद्ध 
पद्धतीने वापर इत्यादीबाबत जनजागृती करण्यात यावी. 


या उपक्रमांतर्गत हाती घेण्यात आलेल्या व योजनांची अंमलबजावणी करण्यात आलेल्या 
गावांमध्ये योजनेची देखभाल दुरुस्ती, योजना व्यवस्थित सुरु ठेवणे, साठवण टाकी नियमित भरणे, 
उपलब्ध पाण्याचा नियोजनबद्ध पद्धतीने वापर, वितरित करण्यात येणाऱ्या पाण्याचे निर्जंतुकीकरण 
याकरिता ग्रामस्थांची, पाणी व स्वच्छता समिती सदस्यांची तसेच संबंधित जलसुरक्षक अथवा पाणी 
पुरवठा कर्मचारी यांची सातत्याने जन जागृती व क्षमता बांधणी करण्याची आवश्‍यकता आहे. याकरिता 
उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी (पाणी व स्वच्छता) यांनी जिल्हा पाणी व स्वच्छता मिशन कक्षाद्वारे 
कार्यवाही करावी. या उपाययोजनांची देखभाल तसेच स्थानिक स्तरावर दुरुस्ती याकरीता संबधीत 
गावातील किमान २ते ३ व्यक्‍तींना प्रशिक्षित करण्याची जबाबदारी अंमलबजावणी करणाऱ्या संस्थेची 
राहील. 


योजनेच्या अंमलबजावणीसाठी निधी - 


स्व. मीनाताई ठाकरे ग्रामीण पाणी साठवण योजनेंतर्गत प्रस्तावित योजनांच्या 
अंमलबजावणीसाठी राज्यस्तरावरुन जिल्हा परिषद यांना जल जीवन मिझान कार्यक्रमांतर्गत उपलब्ध 
करुन देण्यात आलेल्या निधीतुन या योजनांच्या अंमलबजावणीचा खर्च करण्यात यावा. 
जल जीवन मिडान कार्यक्रमाव्यतिरिक्‍त जिल्हा नियोजन समितीकडे असलेला निधी, वित्त 
आयोग, Corporate Social Responsibility (CSR) अंतर्गत उपलब्ध निधी अथवा इतर निधी 
उपलब्ध असल्यास त्याचा देखील या योजना राबविण्याकरिता वापर करण्यात यावा. 
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सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 


उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२१०५२०१२५९२८०२२८ असा आहे. हा आदेशा 


डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


प्रत, 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Digitally signed by Chetan Balasaheb Nikam 
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अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 


मा. राज्यपाल, महाराष्ट्र राज्य, राजभवन, मुंबई. 

मा. मुख्यमंत्री, महाराष्ट्र राज्य यांचे प्रधान सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 

मा. मंत्री (पाणी पुरवठा व स्वच्छता) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 

मा. राज्यमंत्री (पाणी पुरवठा व स्वच्छता) यांचे खजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 

मा. विधानसभा / विधानपरिषद सदस्य (सर्व), महाराष्ट्र विधीमंडळ सचिवालय, मुंबई. 

मुख्य सचिव यांचे उप सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 

अपर मुख्य सचिव, पाणी पुरवठा व स्वच्छता विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

अपर मुख्य सचिव, ग्रामविकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

विभागीय आयुक्त, प्रादेशिक विभागीय कार्यालय, कोंकण, पुणे, नाशिक, औरंगाबाद, 
अमरावती व नागपुर. 


. सदस्य सचिव, महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण, एक्सप्रेस टॉवर्स, नरिमन पॉईंट, मुंबई. 

. संचालक, भूजल सर्वेक्षण व विकास यंत्रणा, शिवाजीनगर, पुणे. 

. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद, (सर्वी. 

. मुख्य अभियंता तथा विशेष कार्य अधिकारी, पाणी पुरवठा व स्वच्छता विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
. मिशन संचालक, जल जीवन FR, राज्य पाणी व स्वच्छता मिशन, सिडको भवन, बेलापूर, 


नवी मुंबई. 


. महालेखापाल, महाराष्ट्र-१ (लेखा परीक्षा/ळेखा व अनुज्ञेयता), मुंबई. 
. महालेखापाल, महाराष्ट्र-२ (लेखा परीक्षा/लेखा व अनुज्ञेयता), नागपूर. 
. उपायुक्‍त (विकास), विभागीय विशेष सनियंत्रण कक्ष, विभाग कोंकण, पुणे, नाशिक, 


औरंगाबाद, अमरावती, नागपुर 
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१८. प्रादेशिक उपसंचालक, भूजल सर्वेक्षण आणि विकास यंत्रणा, कोकण, पुणे, नाशिक, 
औरंगाबाद, अमरावती, नागपुर 

१९. उपमुख्य कार्यकारी आधिकारी (पाणी व स्वच्छता), जिल्हा परिषद, (सवी. 

२०. कार्यकारी अभियंता, ग्रामीण पाणी पुरवठा विभाग, जिल्हा परिषद (सर्व). 

२१. जिल्हा वरिष्ठ भुवैज्ञानिक, भूजल सर्वेक्षण आणी विकास यंत्रणा, (सवी. 

२२. पाणी पुरवठा व स्वच्छता विभागातील सर्व कार्यासने, मंत्रालय, मुंबई. 

२३. निवडनस्ती (पापु-०७), पाणी पुरवठा व स्वच्छता विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
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परिशिष्ट -१ मेटॅलीक पद्धतीच्या साठवण टाक्या 


या योजनेमध्ये झिंक अल्युमिनियम पासून बनलेली मेटॅलीक पद्धतीची मुख्य साठवण टाकी 
उभारण्यात यावी. टाकीच्या आतील बाजूस फुडग्रेड लायनर लावण्यात यावे. पाण्याचा ताण 
असलेल्या गावाचा ताण असलेला कालावधी निश्चित करुन गावाच्या लोकसंख्येच्या प्रमाणात मुख्य 
साठवण टाकीची क्षमता निश्चित करण्यात यावी. टाकीमध्ये पाणी साठवून ठेवण्यासाठी स्थानिक 
परिस्थितीनुसार पाऊस, झरा इत्यादी Baa वापर करण्यात यावा. सर्व Acct साठवण 
CITA, टाकीच्या छतावर पडणाऱ्या पावसाचे पाणी टाकीत साठविण्याचे प्रयोजन असावे. मुख्य 
साठवण टाकीपासून दैनंदिन वितरणासाठी पाईपलाईनद्वारे छोट्या प्लास्टीकच्या टाकीमध्ये पाणी 
सोडून तेथुन ते स्टॅंड पोस्ट अथवा घरगुती नळ जोडणीद्वारे वितरीत करावे. साठवूण ठेवलेले पाणी 
वितरण करतेवेळी निर्जंतुकीकरण करुन देण्यासाठी FARA व्यवस्था करण्यात यावी. 


योजनेचे डिझाईन :- 
आ) आवश्यकतेनुसार मुख्य AIGA गुरुत्व वाहिनी अथवा पंपिंग करुन पाणी मुख्य साठवण टाकी 
पर्यंत आणणे. 


ब) मुख्य साठवण टाकी, ज्याची क्षमता ताण असलेल्या कालावधी नुसार निश्चित केली असेल त्या 
टाकीमध्ये पावसाचे किंवा झऱ्याचे पाणी (अथवा भूजल मुबलक उपलब्ध असेल (पावसाळ्यात व 
हिवाळ्यात) त्यावेळी) पाणी साठवून ठेवणे, 


क) उन्हाळ्यात भूजल उपलब्ध नसल्यामुळे मुख्य साठवण टाकीत साठविलेले पाणी दैनंदिन 
वापराच्या टाकीतून गावातील जलसुरक्षक / बचत गट / लोकसहभागाच्या मदतीने प्रस्तावित 
निकषाप्रमाणे किमान २० लिटर प्रती दिवस प्रतीदिन उपलब्ध करुन देणे. 


स्रोत मुख्य साठवण टाकी वितरण टाकी 


रसर 


Dug well 


र, 


ल. Main Storage for 90 - 
‘4 Spring 120 Days 


Storage for Daily 
Distribution 
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Distribution Network 
(Optional) 


योजनेचे फायदे - 
© योजनेच्या अंमलबजावणीसाठी अत्यंत कमी कालावधी लागतो. 


«७ रस्ता नसलेल्या दुर्गम भागातील देखील योजनेची अंमलबजावणी केली जाऊ शकते. 
७ देखभाल दुरुस्तीचा खर्च अत्यंत कमी आहे. 

« पाण्याची गुणवत्ता टिकून रहाते. 

«७ आव्यकता पडल्यास योजना इतरत्र हलविता येते. 
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परिशिष्ट -२ फेरो सिमेंट किंवा आर.सी.सी. साठवण टाक्‍या 


या योजनेमध्ये फेरो सिमेंट किंवा आर.सी.सी. पासून बनलेली सिमेंटची मुख्य साठवण टाकी 
उभारण्यात यावी. पाण्याचा ताण असलेल्या गावाचा ताण असलेला कालावधी निश्चित करुन गावाच्या 
लोकसंख्येच्या प्रमाणात मुख्य साठवण टाकीची क्षमता निश्चित करण्यात यावी. टाकीमध्ये पाणी 
साठवून ठेवण्यासाठी स्थानिक परिस्थितीनुसार पाऊस, झरा इत्यादी स्रोतांचा वापर करण्यात यावा. 
सर्व सिमेंटच्या साठवण CRIT, टाकीच्या छतावर पडणाऱ्या पावसाचे पाणी टाकीत साठविण्याचे 
प्रयोजन असावे. मुख्य साठवण टाकीपासुन दैनंदिन वितरणासाठी पाईपलाईनद्वारे छोट्या 
प्लास्टिकच्या टाकीमध्ये पाणी सोडून तेथून ते स्टॅंड पोस्ट अथवा घरगुती नळ जोडणीद्वारे वितरीत 
करावे. साठवुन ठेवलेले पाणी वितरण करतेवेळी निर्जतुकीकरण करुन देण्यासाठी क्लोरीनेशनची 
व्यवस्था करण्यात यावी. 


योजनेचे डिझाईन :- 
अ) आवश्यकतेनुसार मुख्य स्रोतातून गुरुत्व वाहिनी अथवा पंपिंग करुन पाणी मुख्य साठवण टाकी 
पर्यंत आणणे. 


ब) मुख्य साठवण टाकी ज्याची क्षमता टंचाई कालावधी नुसार निश्चित केळी असेल त्या टाकीमध्ये 
पावसाचे किंवा झऱ्याचे पाणी (अथवा भूजल मुबळक उपलब्ध असेल (पावसाळ्यात व हिवाळ्यात) 
त्यावेळी) पाणी साठवुन ठेवणे. 


क) उन्हाळ्यात भूजल उपलब्ध नसल्यामुळे मुख्य साठवण टाकीत साठविलेले पाणी दैनंदिन 
वापराच्या टाकीतून गावातील जलसुरक्षक / बचत गट / लोकसहभागाच्या मदतीने प्रस्तावित 
निकषाप्रमाणे किमान २० लिटर प्रती दिवस प्रती दिन उपलब्ध करुन देणे. 


योजनेचे फायदे - 
« दुर्गम डोंगराळ भागात योजनेची अंमलबजावणी 
केली जाऊ शकते. 
«७ देखभाल दुरुस्तीचा खर्च कमी आहे. 
» पाण्याची गुणवत्ता टिकून राहते. 
«७ कमी खर्चाची उपाय योजना. 
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परिशिष्ट ३ - जलकुंभ/ कठीण खडकातील टाकी योजनेद्वारे पाणी पुरवठा 
योजना 


उन्हाळ्यात पाणी कमी पडणाऱ्या व पाण्याचा ताण जाणवणाऱ्या गावांकरिता अशा प्रकारची 
योजना राबविली जाऊ शकते. या योजनेमध्ये गावातील अस्तित्वातील पाणी पुरवठ्याच्या विहिरीचे 
खोलीकरण व रुंदीकरण (१० ते २० मीटर) करुन आवश्यकतेनुसार जलकुंभ तयार केला जातो. 
विहिरीची खोली व रुंदी वाढविल्यामुळे मोठ्या प्रमाणावर पाणी साठा उपलब्ध होतो. खोली 
वाढवताना कठीण खडकापर्यंत जाऊन त्यामध्ये किमान १ ते २ मीटर खुदाई करणे आव्यक आहे. 
विहिरीचा वरचा भाग बांधुन घेणे आवश्‍यक असते. या जलकुंभातुन पंपिंगद्वारे घरगुती नळ जोडणीद्वारे 
वितरण व्यवस्था निर्माण केली जाऊ शकते. बाष्पीभवनामुळे व्यय होणाऱ्या पाण्याचा विचार करुन 
अतिरिक्त साठवणूक क्षमतेचा विचार करण्यात यावा. उन्हाळ्यात लगतच्या भागातील भूजल पातळी 
खालावल्यास जलकुंभातील भूजल कमी होऊन पुन्हा टंचाई जाणवू शकते, त्या करिता कठीण 
पाषाणात किमान २ मीटर पर्यंत खोली वाढविण्यात यावी. योजनेचे पाणी दूषित होऊ नये या करिता 
काळजी घेण्यात यावी. योजना प्रस्तावित करताना स्थानिक परिस्थितीनुसार आव्यक त्या सुधारणा 
करण्यात याव्यात. 


योजनेचे फायदे - 
७ डोंगराळ भागात तसेच राज्यातील इतर भागात योजनेची अंमलबजावणी केली जाऊ शकते. 
७ घरगुती नळ जोडणीद्वारे पाणी पुरवठा केला जाऊ शकतो. 
७ कमी पर्जन्यमानाचे क्षेत्र असलेल्या भागात देखील अंमलबजावणी शाक्य. 
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परिशिष्ट ¥ - साठवण तलाव / तळे 


पाण्याचा ताण असलेल्या गावे / वाड्यांमध्ये व्यवहार्य असल्यास साठवण तलाव / तळे या 
योजना घेता येऊ शकतील. ताण असलेल्या कालावधीकरिता पाणी पुरवठा करण्यासाठी 
पावसाळ्यामध्ये पाणी साठवण तलावामध्ये साठवूण ठेवता येऊ हकेळ. साठवण तलावासाठी मुबळक 
जागेची आवश्‍यकता लागणार आहे. साठवण तलावाचे आकारमान व आराखडा (design) गावाची 
लोकसंख्या, पाण्याचा ताण असलेला कालावधी, पाणी वितरणाचा दर, पर्जन्यमान, बाष्पीभवनाचा 
दर, भुस्तरीय रचना, टोपोग्राफी इत्यादीबाबींचे विश्लेषण करुन त्यानुसार निश्चित करण्यात यावे. 
तलावामध्ये साठवूण ठेवण्यासाठी पावसाच्या पाणी तसेच उपलब्ध असल्यास झरा अथवा नजिकच्या 
स्रोतातून पावसाळ्यात उपलब्ध होणाऱ्या भुजलाचा वापर करण्यात यावा. साठवण तलाव 
भरण्यासाठीची कार्यपद्धती निश्चित करण्यात यावी. जमिनीवरुन वाहून जाणारे पाणी या साठवण 
तलावात सोडण्यात येऊ नये. जमिनीवरुन वाहुन जाणाऱ्या पाण्यामुळे साठवूण ठेवलेले पिण्याचे पाणी 
दूषित होऊ हकेल. साठवण तलाव खुदाईसाठी नियोजन विभागामार्फत व राज्य फलोत्पादन मिहान 
द्वारे निर्गमित शहोततळी बांधण्याबाबतच्या मार्गदर्शक सुचनांचा वापर करण्यात यावा. 


साठवूण ठेवलेले पाणी पाझरु नये याकरिता साठवण तलावाच्या तळाशी व तटबंदीपर्यंत 
उत्तम प्रतीच्या पॉलीइथीलीन मटेरीयलचे आच्छादन टाकण्यात यावे. अज्ञा प्रकारचे आच्छादन 
चांगल्या प्रतीचे असावे अन्यथा त्याची साठवलेल्या पाण्यासोबत प्रक्रिया होऊन त्याच्यामुळे देखील 
पिण्याचे पाणी दूषित होऊ शकेल. साठवण तलावातून मोठ्या प्रमाणावर बाष्पीभवन होऊन साठवलेले 
पाणी कमी होत असते. बाष्पीभवन कमी करण्यासाठी उपलब्ध पद्धतींचा वापर करता येऊ शकेल. 
परंतु त्यामुळे पिण्याच्या पाण्याची गुणवत्ता खराब होणार नाही याची दक्षता घेण्यात यावी. 


साठवण तलावातून वितरण व्यवस्थेद्वारे पाण्याचा ताण असलेल्या कालावधीत पिण्याचे व 
घरगुती वापराचे पाणी उपलब्ध करुन देण्यात यावे. त्या करिता अस्तित्वातील योजनेची उपांगे यांचा 
विचार करुन आवश्‍यकतेनुसार पाईपलाईन, वितरण टाकी, वितरण व्यवस्था इत्यादींचा समावेडा 
योजनेत करण्यात यावा. पाणी वितरण करतेवेळी शुद्ध व निर्जंतुक करुन वितरण करण्यासाठी योग्य 
ती व्यवस्था करण्यात यावी. 


पृष्ठ २३ पैकी १५ 


शासन निर्णय क्रमांकः ग्रापाधो-२०२१/प्र.क्र.१७/पापु-०७ 


परिशिष्ठ - 4: Type Estimate for Metallic Tanks 


For Design, Construction and Commissioning of Zincalume Coated Steel Pre-Fabricated Ground Water Storage Bolted Tanks for Drinking 
Water, Gravity/Rising Mains, Online Chlorination and One day storage tank with taps and allied work in water stressed villages 


a) Rainwater based and Spring based Metallic Tanks 


ES Seem: Specifications unit | size / Capacity / Rate As per DSR_ । Total Cost | Reference 
No. Component length 
Supply and installation of Zincalume Coated Steel 
prefabricated ground water storage bolted tanks, a 
Main complete package in knockdown ready to assemble : 
1 . ; . vat ; Per Lit 
Metallic Tank | construction conforming to specifications in DSR for 
Zincalume Water Storage Tanks for Drinking Water 
(Including RCC foundation rate) 
Daily Drinking Water tank - Providing and fixing 5000 litter 
H.D.P container Syntax or alike one piece moulded water 
tank made out of low density polythyler and built 
Daily corrugation including of delivery up to destination hoisting 
Distribution and fixing of accessories such as inlet, outlet overflow of all : 
a Tank — Plastic | tanks capacity including UCR masonry platform of height pai 
(If required) 1.5m, concrete flooring (M15), filling the plinth, soling and 
inlet & outlet pipe, specials & valve arrangement (minimum 
3 taps) or with requisite MS structure frame including 
foundation, painting etc. 
Supply and installation of non-electric, online automatic 
Water Chlorination unit to be fitted online in water supply 
3 Chlorination | schemes capable of providing up to 2 ppm chlorination 2. पा 


Unit 


conforming to Specifications for Online Automatic 
Chlorination System in Volume II, along with required pipe 
fittings and chlorine test kits 
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ऐं Serene Specifications unit | Size /-Capacity,/ Rate As per DSR_ | Total Cost | Reference 
No. Component length 
Annual Annual Maintenance and Operation and Maintenance of 
Maintenance | non-electric, online automatic Water Chlorination fitted 
a of online on water supply schemes, as mentioned in Item 6 | Rate/year 
Chlorination | above. (Rate to be valid for 5 years) 
Unit 
Supplying, lowering, laying, jointing and testing of ISI mark 
G.I. / HDPE pipe of following class and dia. Including all local 
and central taxes, octroi, inspection charges, transportation 
to stores, as per IS 1239/2004 including all specials, all types Rate / 
of valves, fittings excavation in all types of soil strata, MAES 
refilling and in-casing as required...etc complete as directed 
5 Pipeline by engineer incharge. 
Pipeline from Spring to Main Tank (if applicable) Rate 
(Gravity main) /mtr 
Pipeline from Main Tank to Daily Distribution tank / Rate 
Distribution System /mtr 
Pipeline for Distribution System (If Required) Rate 
/mtr 
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la 
No. 


Scheme 
Component 


Specifications 


unit | 


Size / Capacity / 
length 


Rate As per DSR 


Total Cost | Reference 


Sign Board 


Providing and fixing sign board of size 1.20 m x 0.75 m. 
prepared on 16 gauge M.S. sheet with angle iron frame of 
size 35 x 35 x 3 mmwith cross bracing of size 25 x 25x 3mm 
including painting with one coat of zinc chromate stoving 
primer and two coats each of green/white back ground and 
back side grey stove enamelled, bonded with red retro 
reflective sheet Engineering grade, border / letters / 
numeral / arrows, coated with non pealable crystal clear 
protective transparent coat retaining 100% reflection 
including two angle iron post of size 50 x 50 x 5 mm of 3.65 
m. long inflated at bottom drilled on top and painted in 
white and black bands of 30 cm. with 4 Nos. high strength 
G.I. bolts and nuts of size 10 mm dia. and 20 mm long sheet 
and angle iron post in one piece without joints including all 
taxes, conveying, fixing in ground with cement concrete 
1:4:8 block of 60 cm x 60 cm x 75 cm size as directed by 
Engineer-in- charge etc. complete. 


Per unit 


Fencing / 
Protective 
outer line for 
safety of 
Tank 


Providing and erecting chain link fencing 1.6 M. height with 
G.I. chain link of size 50 x 50 mm 8 gauge thick and fixed 75 
mm above Ground level vertical M.S Angle of 40 x 40 x 6 
mm size embedded in C.C. block of 1:4:8 mix of size 450 x 
450x670 mm. at 1.75 M.c/c with iron bar 16 mm dia as hold 
fast including welding link with angle frame at 30 cm c/c 
nuts and bolts and horizontal M.S. Angles at top and bottom 
of 25 x 25 x5 mm size and vertical M.S. flat 35 x 5 mm and 
25 x 5mm horizontal including cross support of 40 x 40 x 6 
mm Angles both sides at every corner or bends embedded 
in concrete blocks of 1:4:8 of size 450 x 450 x 670 mm 
including 3 coats of oil painting etc. complete. Spec. No.: 
As directed by Engineer in charge. 


Per Rmt 
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FS Senene Specifications unit | sien) Capacity) Rate As per DSR__| Total Cost | Reference 
No. Component length 
A) Providing and fixing MS Gate 2.5 m wide for compound 
with 40mm dia GI pipe approved grill work RCC M150, side Perunit 
pillar of 25cmx40cmx2.5m height, foundation, finishing, 
न Gate for painting etc complete. 
Fencing B) Providing and fixing Wicket Gate 1.0m wide for 
compound with 40mm dia GI pipe approved grill work RCC होगी 
M150, side pillar of 25cmx40cmx2.5m height, foundation, 
finishing, painting etc complete. 
b) Groundwater based Metalic Tanks (also includes rainwater) 
| Senne Specifications unit | 97९१ Capacity / Rate As per DSR_ । Total Cost | Reference 
No. Component length 
Supply and installation of Zincalume Coated Steel 
prefabricated ground water storage bolted tanks, a 
1 Main complete package in knockdown ready to assemble sect 


Metallic Tank 


construction conforming to specifications in DSR for 
Zincalume Water Storage Tanks for Drinking Water 
(Including RCC foundation rate) 
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la Sener Specifications unit | size /-Capacity / Rate As per DSR_ | Total Cost | Reference 
No. Component length 
Daily Drinking Water tank - Providing and fixing 5000 litter 
H.D.P container Sintex or alike one piece moulded water 
tank made out of low density polythyler and built 
Daily corrugation including of delivery up to destination hoisting 
Distribution and fixing of accessories such as inlet, outlet overflow of all . 
2 ; rae . : Per lit 
Tank — Plastic | tanks capacity including UCR masonry platform of height 
(If required 1.5m, concrete flooring (M15), filling the plinth, soling and 
inlet & outlet pipe, specials & valve arrangement (minimum 
3 taps) or with requisite MS structure frame including 
foundation, painting etc. 
Supply and installation of non-electric, online automatic 
Water Chlorination unit to be fitted online in water supply 
Chlorination | schemes capable of providing up to 2 ppm chlorination . 
3 री . Sopa : . Per unit 
Unit conforming to Specifications for Online Automatic 
Chlorination System in Volume II, along with required pipe 
fittings and chlorine test kits 
Annual Annual Maintenance and Operation and Maintenance of 
Maintenance | non-electric, online automatic Water Chlorination fitted 
of online on water supply schemes, as mentioned in Item 6 | Rate/year 
Chlorination | above. (Rate to be valid for 5 years) 
Unit 
Supplying, lowering, laying , jointing and testing of ISI mark 
G.I. pipe of following class and dia. Including all local and 
central taxes, octroi, inspection charges, transportation to 
A stores, as per IS 1239/2004 including all specials, all types of Rate / 
5 Pipeline ie ean र नः 
valves , fittings excavation in all types of soil strata, refilling mtr 


and in-casing as required...etc complete as directed by 
engineer incharge. 
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la जलात Specifications unit | size /-Capecity 7 Rate As per DSR__| Total Cost | Reference 
No. Component length 
Pipeline from source to Main Tank (if applicable) Rate 
/mtr 
Pipeline from Main Tank to Daily Distribution tank / Rate 
Distribution System /mtr 
Pipeline for Distribution System (If Required) Rate 
/mtr 


Providing, erecting and giving test of submersible pump set 
conforming to IS 8034 and motor conforming to IS 9283, 
with water proof winding. Pump shall be suitable for various 
delivery head and discharge — with stainless 
steel shaft. Motor suitable for working on 415 V + 10%, 3 
Ph, 50 Hz A.C. Supply, with cable guard, thrust carbon/fiber 
ठणाशडा€ bearing to withstand entire hydraulic thrust. The pump set 
shall be suitable for direct coupling, with HP 
Pump . १ : , 

suitable suction strainer. Pump should have suitable 
discharge out let as per manufacturer's design. Anti- 
thrust stream lined non-return valve shall be provided 
with the pump. 3 शी submersible copper 
conductor cable in single / double run and 2 pairs of 
suitable size erection clamp 10 mm_ thick shall be 
provided with each pump 


Design , Manufacture, Supply, Installation, Commissioning 
and Testing of Solar Photovoltaic Water Pumping System 


7 Solar Power (DC Pumps) including comprehensive maintenance 
contract (CMC) for FIVE years, including RCC work as 
applicable 
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la 
No. 


Scheme 
Component 


Specifications 


unit | 


Size / Capacity / 
length 


Rate As per DSR 


Total Cost | Reference 


Sign Board 


Providing and fixing sign board of size 1.20 m x 0.75 m. 
prepared on 16 gauge M.S. sheet with angle iron frame of 
size 35 x 35 x 3 mmwith cross bracing of size 25 x 25x 3mm 
including painting with one coat of zinc chromate stoving 
primer and two coats each of green/white back ground and 
back side grey stove enamelled, bonded with red retro 
reflective sheet Engineering grade, border / letters / 
numeral / arrows, coated with non pealable crystal clear 
protective transparent coat retaining 100% reflection 
including two angle iron post of size 50 x 50 x 5 mm of 3.65 
m. long inflated at bottom drilled on top and painted in 
white and black bands of 30 cm. with 4 Nos. high strength 
G.I. bolts and nuts of size 10 mm dia. and 20 mm long sheet 
and angle iron post in one piece without joints including all 
taxes, conveying, fixing in ground with cement concrete 
1:4:8 block of 60 cm x 60 cm x 75 cm size as directed by 
Engineer-in- charge etc. complete. 


Per unit 


Fencing / 
Protective 
outer line for 
safety of 
Tank 


Providing and erecting chain link fencing 1.6 M. height with 
G.I. chain link of size 50 x 50 mm 8 gauge thick and fixed 75 
mm above Ground level vertical M.S Angle of 40 x 40 x 6 
mm size embedded in C.C. block of 1:4:8 mix of size 450 x 
450x670 mm. at 1.75 M.c/c with iron bar 16 mm dia as hold 
fast including welding link with angle frame at 30 cm c/c 
nuts and bolts and horizontal M.S. Angles at top and bottom 
of 25 x 25 x5 mm size and vertical M.S. flat 35 x 5 mm and 
25 x 5mm horizontal including cross support of 40 x 40 x 6 
mm Angles both sides at every corner or bends embedded 
in concrete blocks of 1:4:8 of size 450 x 450 x 670 mm 
including 3 coats of oil painting etc. complete. Spec. No.: 
As directed by Engineer in charge. 


Per Rmt 
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ष्य Seen Specifications unit | Size Capacity / Rate As per DSR_ | Total Cost | Reference 
No. Component length 
A) Providing and fixing MS Gate 2.5 m wide for compound 
with 40mm dia GI pipe approved grill work RCC M150, side Baan 
pillar of 25cmx40cmx2.5m height, foundation, finishing, 
10 Gate for painting etc complete. 
Fencing B) Providing and fixing Wicket Gate 1.0m wide for 
compound with 40mm dia GI pipe approved grill work RCC 2. पाग 


M150, side piller of 25cmx40cmx2.5m height, foundation, 
finishing, painting etc complete. 
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